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VOUTES  INARTICULKES    > 40m    EN  BETON  PEU   ARM13
Cintre — Imm5
3.  Dates.
Commencement des travaux........................................    septembro 1909
Achevement des fondations....................................• • • •          Q.\r\\ 1910
Grandes voutes. Decintrement.. .
1" anneau
5-11 mai 1911 8 juin
2° anneau
5-13 juillct 1911
10 aoM
Ouverture a la circulation.
23 novcmbrc 1911
On  a attendu 6 mois les poutres d'acier du cintre :  1'exc'cution   a   Jure 1 an 5 mois.
4.  Personnel.
Projet: M. John G. Ralston, M. Am. Soc. C. E, « City Engineer ». Architecture : MM. Cutter et Mulmgreen, Architectes.
Execution (en regie) :  M. John C.  Hnlston ;  puis,   a  partir  d'avril   1910, M. Morton Macartney, M. Am. Soc. C. E, « City'Engineer »,
MM. J. F. Greene, P. F. Kennedy et Hoy Maloney « Assistant Engineers ».
On a arme" les grandes voutes sur les conseils du Professcur Wm. Burr, dc New-York (S"s).
